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SGDOC 


MEMO N. : 116/2021 
MAT. : envía informe de Restauración de Iglesia 
San Santiago de Belen (Enero 2021) 


EN Lon Arica, 12/02/2021 






ARICA Y PARINACOTA 


DE 


Bl REGIO. AL 


DOCUMENTO ELECTRONICO 


BRUNO BOGGION! - Profesional DIT - División de Infraestructura y Transportes 
Jefe de División - División de Infraestructura y Transportes 


Jefa de División: 

Junto con saludar se adjunta para su registro y conocimiento informe N*002 (antecedentes 
administrativos) y N*003 (registro segunda visita) referente a seguimiento e inspección fiscal de 
Restauración de Iglesia San Santiago de Belen. 

De esta manera tras coordinación se esperaba efectuar primera semana de febrero 2021 la visita a 
terreno en la ciudad de Arica para constatar el avance de de restauración de bienes culturales que se 
encuentra con emplazamiento fuera del poblado, desconociendo quien autorizo dichos trabajos. Se 
registra que existe planificación para el día 17 de febrero 2021 para visita a terreno en la ciudad de 
Arica, con le fin de tomar conocimiento de los avances y trabajos efectuados. 


saludos. 
BRUNO BOGGIONI RIVERA 
Profesional DIT 
División de Infraestructura y Transportes 
BBR / bbr 
DISTRIBUCION: 


Jefe de División - División de Presupuesto e Inversión Regional 

Jefe (S) División - División de Presupuesto e Inversión Regional 

CRISTIAN QUINTEROS - Profesional - División de Presupuesto e Inversión Regional 

TANNIA CAROLINA BURGOS - Apoyo Jurídico - División de Presupuesto e Inversión Regional 
LORENA CAROLINA STROMILLI - Experto - Oficina de Partes 


Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 2* letra F y G de la Ley 19.799 
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